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1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD 
1.1. ANTECEDENTES 



1.1.1. Articulacion 

El Plan Sectorial de la Rama Judicial para el periodo 2011-2014, dentro de su plan 
estrategico, establece objetivos generales que se rigen por las politicas de la Sala 
administrativa del Consejo Superior de la Judicatura 

Para el desarrollo de dichos objetivos, se estructuraron proyectos enfocados a: 

• Fortalecer la eficiencia y eficacia de la gestion judicial para mejorar la oportunidad y 
capacidad de respuesta de la Administracion de Justicia a partir de la modernizacion 
de los modelos de gestion Judicial con la simplificacion de procedimientos. 

• Racionaiizar la oferta del servicio." 

• k Aplicar modelos de descongestion. 

• Adecuar la arquitectura judicial, la Tecnologia, las comunicaciones y la Seguridad al 
servicio de la Administracidn de Justicia. 

Todo lo anterior, bajo preceptos de racionalidad financiera, control de la gestion de los 
despachos judiciales para aumentar los indices de evacuacion de procesos, reducir los 
niveles de atraso y asegurar el efectivo.cumplimiento de las decisiones judiciales. 

Actualmente se esta ejecutando el proyecto para la construccion de la sede de los 
despachos- judiciales de Soacha, debido a que en la actualidad funcionan en sedes en 
arriendo esparcidas por el municipio, por lo cual se requiere de un inmueble que reuna los 
requerimientos funcionales arquitectonicos para la optimizacibn de los servicios de 
administracion de la justicia, acorde con los cambios en el sistema judicial, 
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1.1.2. ACANCE E IMPACTO 



El Consejo Superior de la Judicature espera contar con una ,sede que permita la 
optimization de los servicios de la Administracion de Justicia que se ofrecen en el municipio 
SOACHA - CUNDINAMARCA, y ppr lo tanto impactar en la planta fisica para permitir un 
acceso mas eficaz oportuno para los usuarios de los servicios Judiciales, colaborando con 
. el desarrollo urbanistico de un sector de tipo institucional. 
2. OBJETIVOS 



2.1. Objetivo General 

Acercar la Justicia al ciudadano, adecuando la infraestructura fisica de la Rama Judicial a 
los modelos de gestion judicial que visibilicen las actuaciones Judiciales, en forma 
sistematica con la elaboration armonica de otros organismos del Estado que apoyan la 
Administracion de Justicia, descongestionando el servicio, con ambientes de trabajo 
amplios y confortables para el servidor judicial y el publico en general. ■ 

2.2. Objetivos Especificos 

- Fortalecer la Eficiencia y. Eficacia de la gestion judicial. 

- Mejorar la oportunidad y capacidad de respuesta de la Administracion de Justicia a 
partir de la modernizacion de la planta fisica, que este acorde con los modelos de 

. gestion Judicial, la simplification de procedimientos, la rationalization de la oferta 
de! "ervicio, la adecuacion de la arquitectura judicial con las tecnologias de la 
in;; nacibn y las comunicaciones, la Seguridad al -servicio de la Administracion. de 
Ju*tf :ia y el control de la gestion de los despachos judiciales 

•- - Moderni vion de la infraestructura fisica de la Rama Judicial para el mejoramiento 
de la efick:,;; 1 v eficacia en la prestacion del servicio de administracion de justicia 
con la co. uuccion de la sede de los despachos judiciales de ZIPAQUIRA - 
CUNDINAMmRCA. 

3. PRODUCTOS ESI- . RADOS 

• Edificacion nueva p a ^Ibergar los despachos Judiciales que forman parte de la 
■ Cabecera de Circuiti. • ' 'icial de SOACHA 

Prestacion del servicio de ; Ini.ustracibn de Justicia con el cumplimiento de los estandares 
espaciales, tecnologicos y jncionales que ha venido implementando el Consejo Superior 
de la Judicature dentro de sus politicas para la modernizacion de espacios Fisicos de los 
despachos Judiciales 
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4. FUNDAMENTOS TECNICOS Y FINANCIEROS 



El proyecto, inicio su ejecucion en la vigencia 2013 con una apropiacion inicial de 
$3,000 millones de pesos, de los cuales se comprometio un monto de $1,000 
millones para la realizaci6n de los estudios tecnicos disenos y licencias, el saldo 
$2,000 millones se traslado para financiar la ejecucion de otros proyectos que 
estaban en ejecucion. 

Durante la vigencia 2014 se programaron $2,000 millones, con el propdsito de 
solicitar el compromiso de vigencias futuras de los anos 2015 y 2016 y adelantar 
los procesos de contratacion de la totalidad de las obras del edificio, en un area 
aproximada de 5.900 m2; sin embargo la coyuntura politics del pais, afectada 
principalmente por el cambio de gobierno que no permitia comprometer vigencias 
futuras hasta despues del 7 de agosto una vez posesionado el nuevo Presidente de 
la Republics, la composition de los recursos apropiados para el presupuesto de 
inversion de la Rama Judicial : con y sin situaci6n de fondos y, la necesidad de 
financiar la descongestidn con recursos de inversion generaron la necesidad de 
postergar el inicio de la ejecucidn de las obras. 

De acuerdo con lo anterior, la Unidad de infraestructura fisica actualizo el 
cronograma de actividades, iniciando en el ano 2015 yfinalizando en el ano 2016. 

Para concluir' el proceso de contratacion se adelantara con recursos de vigencias 
201 5 por $8,000 millones y 6.000 millones de la vigencia 201 6 

4.1. COSTO DE LAS ACTIVIDADES 

El presupuesto de obra estimado por el consultor que realizo los estudios asciende a la 
suma de $14,000 millones 

5. CONCORDANCE DE LA CONTRATACION CON LAS POLITICAS FIJADAS POR 
LA SALA ADMINISTRATIVE PARA ESTOS EFECTOS 

5.1. Objetivo General _-' . 

Acorde con las politicas trazadas en el Plan Sectorial de Desarrollo el presente proyecto se 
enmarca con la adoption del Plan Sectorial de Desarrollo 2011 - 2014 se defini6 Acercar 
la Justicia al ciudadano, con modelos de gestion judicial que visibilicen las actuaciones 
Judiciales, en forma sistemica con la colaboracion armonica de otros organismos del Estado 
que apoyan la Administraci6n de Justicia, descongestionando el servicio, tomando como 
eje fundamental profundizar la eficiencia y eficacia del sistema de justicia, velando por la 
calidad del servicio, la transparencia en las actuaciones y la autonomia administrativa e 
independencia judicial. 
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5.2. Objetivo Especifico No. 2. Fortalecer la Eficiencia y eficacia de la gestion 
judicial 

Mejorar la oportunidad y capacidad de respuesta de la Administration de Justicia a partir 
de la modernization de los modelos de gestion Judicial la simplification de procedimientos, 
la rationalization de la oferta del servicio, la aplicacidn de modelos de descongestion, la 
adecuacion de la arquitectura judicial, con Tecnologias de la Information y la comunicacion, 
la Seguridad al servicio de la Administration de Justicia bajo preceptos de racionalidad 
financiera, control de la gestion de los despachos judiciales promoviendo un aumento de 
los casos despachados, una reduction de los niveles de atraso y el efectivo cumplimiento 
de las decisiones judiciales. 

5.3. Politicas de Eficiencia y Eficacia. 

Modernizacion de la Infraestructura Fisica. Acorde con los cambio en el sistema judicial, 
para disponer de espacios adecuados al tramite oral, a la desconcentracion judicial, a la 
descongestion Judicial, a la presencia .National, mediante la construction, adquisicion y 
mantenimiento de inmuebles para la administracion de justicia en gestion en las 
especialidades laboral, civil, de familia, de menores, y en las jurisdicciones Contencioso 
Administrativa, Disciplinaria y Constitutional, en la especialidad penal, penal de 
adolescentes, penal especializada, justicia y paz y penal ley 600. En cada nivel de 
competencia. 

5.4. BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El mejoramiento de la infraestructura fisica de la administracion de justicia, inicia 
con los disenos, estudios tecnicos y licencias de construction en un lote donado por 
el munlcipb de Soacha, con costo estimado de $1000 millones, como recurso 
financiero aportado por el ente territorial municipal para-construir una sede judicial, 
que ,-itara con los siguientes servicios y despachos basicos incluyendo proyecciorl 
de orecimiento, asi: 

1 Juzgddo de Familia area promedio 60 m2 2 Juzgados Penales de circuito area 
promedio c/u 70 m2 4 Juzgados Penales municipales area promedio c/u 60 m2 4 
Juzgados Civiles municipales area promedio c/u 50 m2 2 Juzgados Civiles del 
. circuito area promedio c/u 70 m2 6 salas de audiencias area promedio c/u 60 m2 3 
centros de ser icios 1 Juzgado Agrario (ley de restitution de Tierras) area promedio 
50 m2 1 Juzgado Laboral area promedio 50 m2 Auditorio- Salon Multiple area 
promedio 200 m2 1 Centro de servicios y de apoyo administrativo area promedio de 
60 m2 Archivo central general de expedjentes jnactivos area promedio de 250 m2 
servicios complementarios: Parqueos, baterias de banos, cocinetas, control y 
seguridad, deposito insumos y aseo : area general de 400 m2 
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5.5. COSTO DE LAS ACTIVIDADES 



PRESUPUESTO SE 


5E DESPACHOS JUOICIALES DE SOACHA CUNDINAMARCA- OBRA E INTERVENTORIA 

'. 




OBRA CIVIL 






NS 


.CAPIHJLO 


VIGENCIA 2015 


VIGENCIA 2016 


1 


PRELIM INARtS 


400.000.000.CO 




2 


CIMENTACION V 
ESTRlicTURA 


1.200.000.000,00 




3 


ELECTRICOS . 


1. 700.000.000,00 




4 


HIDROSANITAR10S 


1.100.000.000,00 


600.000 000,00 


5 


INSTALACIONES 
ESPECIALES 


350.000.000,00 


400.000 000,00 


S 


MAM POSTERI AS Y 
PANETES 


600.000.000,00 


. 500.000.000,00 


7 


AOBADOS 


1.100.000 .000,00 


-2.000.000.000,00 


8 


MOBIUARIO' 


400.000.000,00 


900.000.000,00 


9 


EXTFRIORES 


300.000. 0C0.00 


600.000.000,00 


10 


CONEXIONES DEFINITIVAS 


600.000.000,00 


400.000.000,00 


11 


INTERVENTORIA 


750.0CO.00O.O0 


600.000.000,00 




TOTAL POR VIGENCIAS 


8.000.000.000,00 


6.000.000.000.00 



6. PLAN DE EJECUCION 

El cronograma de actividades propuesto para el desarrollo del proyecto se detalla a 
continuacion: ■ 



c 


RONOGRAMA PRECONTRACTUAL BPIN 1114000620000 CONSTRUCCION SEDE DESPACHOS JUDICIALES DE SOACHA 1 

- CUNDINAMARCA 
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Elaboraci6n de documentos 
soporte para autorizaci6n del plan 
de inversiones 
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3 


Presentation autorizaci6n plan de 
inversiones 








































4 


Tramite de vigencias futuras DNP 
YMHCP " 






































Solicitud de aiilorizacion de 
contratacion 






































8 


Elaboration de estudios 
previos, estudios de 
mercado y pliegos 






































9 


Publication SECOP proceso 
licitatorio - 
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Calificacion y evaluation, 
propuestas 
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CRONOGRAMA PR ECO NTRACTUAL BPIN 1114000620000 CONSTRUCCION SEDE DESPACHOS JUDlClALES DE SOACHA 

- CUNDINAMARCA 






A NO 
Z014 


A NO 2015 


ANO 216 


1 
1 


Adjudicaci6n-Contrataci6n 




1 






** Este tiempo fue estimado con base en los tiempos de los'tramites realizad 
vigencia 2014 y 2013 


os durante !a 



